ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಸೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ. ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


15೨ (133) 
ಶ್ರೀ. ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ. ಎಂ. 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾಲುತರಾದವರು) 


16-02-2೦೦೦ 
ನಗರಾಭವ್ಯದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 


IM ಪ್ರಶೆಗಳು ಉತ್ತರ 

ಪಂ. "a 

ಅ) |2019, 2020, 2021 ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ 
2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Kಟರ೯ಲ| ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 


ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ" ಯಾವ |: 
“ 


ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು 


(ನಗರಗಳ 


ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ? ಹೆಸರು, 
ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು, 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 


ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ 


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು). 


:: _(ಎನ್‌.ಕೆ.ಯು.ಎಸ್‌.ಐಪಿ) 


ಎನ್‌.ಕೆ. ಯು.ಎಸ್‌. ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019ರಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೆ ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ! 
ಎನ್‌.ಕೆ. ಯು.ಎಸ್‌.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2008 ರಿಂದ 24+ 
ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ವೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, 
ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಸೇವೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 130 
ಕಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಡಿ 119 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 9 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ 
ವಿವಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು 


ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ' ನಗರವಾರು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಪೂರ್ಣ 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 


(ಕೆಯುಡಬ್ಬ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು | 
ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಕೆಯುಡಬ್ಬ್ರ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ- 


Be 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರ 


ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (0807) 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ - ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24/7), 


| ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಲಿರ 


ಉನ್ನತ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೆ॥ 
ಎಲ್‌ ಹ&ಿ ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್‌ 2020 
ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಐದು 
ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಒಟ್ಟು 12 ವರ್ಷಗಳು) 


| ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು Dೀsign-Build-Operate-Transfer | 


- (B೦7) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 3 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನಿಂದ 2021-22 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 446.78 ಕೋಟಿ 
ರೂ ಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 361.84 
ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳು ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯ  ಚಟುವಟಿಕಗಳು 
ಪಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಿಕ್ಷೆ, ಸಮಗ್ರ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ' ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್‌ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಯೋಜನಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯೋಜನಾ 
ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಹಿಡಿಬಿ 
ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 
"ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಎಲ್‌ಹಿಟಿ ರವರಿಗೆ 
ಕಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 25.06.2021 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 
08.07.2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- | 
ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 
15.11.2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


fe 
ಕಲ 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 18.60 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ 
ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರು 
ಶುದ್ದೀಕರಣ ಪಟಕಗಳು, ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ 
ತೊಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 16.33 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಮತ್ತು 
ಶುದ್ದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರು 
ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ನೆಲ/ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ 
ತೊಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ' 


ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ 


*  ಕೆಯುಐಡಿಎಪ್‌ಸಿ ವಶಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ಕಿಮಿಪ್‌' - ಜಲಸನಿರಿ) 
ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಎಂಟು (8) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಪ್ಪಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


* ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ 

/ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್‌-1 (ದಾವಣಗೆರೆ) ನಾಲ್ಕು (4) 

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, 

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ : ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

* ಟ್ರಾಂಚ್‌-2 (ಮಂಗಳೂರು) ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ 

, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ. ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು 


q 


ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಷಿಮಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2019, 2020, 2021 ಮತ್ತು 
2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ 


| ಹೆಸರು, ಕೈಗೊಂಡ ನಗರಗಳ ಹೆಸರು, ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ 


ಹೆಸರುಗಳು, ಅಂದಾಜು' ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ 


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


Ha 


ಸ್ತರ 5 


6 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ನ.ಅ.ಐ 14 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 


* ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ 
.. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು 


* 9. ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 


| ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 


2012, ದಿನಾಂಕ 15.12.2017. ರಲ್ಲಿ 9 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ 
ರೂ.205.87 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ: ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಿದೆ. 


ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲದಿಂದ 


-- ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆನ ರಾ 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲಿ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ, 
ಕೊಟ್ಟೂರು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ತೇರದಾಳ, ಮುದಗಲ್‌, 
ಮುಂಡರಗಿ "ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನಗರ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. | 


9 ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2019, 2020, 2021 
ಮತ್ತು 2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ . ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ | 
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೆಸರು, ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು, 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಖರ್ಚು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ 


"ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ ೦೦೨ ಪ.ಆರ್‌.ಜೆ ೭೦೦೦ pa 


ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 
(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ) - 


. ; ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 159 (133) ಅನುಬಂಧ -1 
Ky ps p p 


ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ “ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡಬಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ” ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರ, 


fl ಪರಿಷ್ನತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಖರ್ಚು ದೊ. ಘೋ 
ಕ್ರ y ನಗದ ಸ್ಥಳೀಯ K ಮ pe ಘಃ FE ೦ , Mh 
f [os ps ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಷರ 
ಸ. ಸಂಸ್ಥ 
® (ರೂ.ಸೋಟಿ) 2018-19 | 2019-20 {- 2020-21 | 2021-22 
7 [ಹಾವಶ ಹಾಷೇರ ಒಳೆಚಿರಂಡಿ"ವೃಷ್‌ ಹಾಗಾ ನನ್‌ 15.06”!ಮೌ/ಗಾರು ರಾಘಷಾ ತ್ರ 073 043 87 [ಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ್‌, 
ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ 'ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ p ದೋಪಷನಿವಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೀಜು-04ಹೆಜ್‌ವಿಆರ್‌02). 4 ಕೆಲವು ಕೊಳವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗು 
i ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ 
lk ಸ 4 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ 
: k | ದುರಸ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ 
p ತ. "5 
K | | , ಇರುತ್ತದೆ. ಜೆ 
p 
i. pl: 
|, al " AE + ಮ 
¥) ಹಾವೇರಿ 24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮನ [307 ಮೆ/ನಿಸ್‌ವಎಂವಆ್‌ 608 TT | [) ಕಾಮೆಗಾರಿ`ಪ್ರಗತಿಯಕ್ತಡ್‌ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌0॥) ಇನ್‌ಪ್ರಾಸ್ಪಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. KN 
43 ಮ್ನ ಕ ಸ್ರ ki} $ 
3 |ಜಿಳಗಾವ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಷಾಗಾಕ 587 Ted ಡಿಕಿತ್ತೂಹ a 083 [ [) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂದಡೆ 
ಮತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌0।ಎ). 
£ 4 
KE ನಿಪ್ಪಾಣಿ - [247 ನಿರಂತರ ನಾರ್‌ ಸವದ Rr ಮೌ/ಚೈನ್‌ ಇರಗ್‌ಪನ್ಹ್‌ 295 [) 12ST 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01) ನ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ. 
ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
- ವಿ ATK ವ ಹ np ಪೆ; - pe pv i Tr ಸ್‌ - ಎ - 
5 ಬಾಗಲ ರಬಕವಿ ಒಳೆಚೆರೆಂಔ`ಜಾಪ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಎಎ 43.50 ಮ//ಅಕ್ಷಾಟೆಕ್‌'ಆ್ಸ್‌ 1126 476 0} ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಸೊಂಕಷ; 
ಬನಹಟ್ಟ ಮಾದರಿಯ 9.2 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ (ಜೆವಿ) ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಬಿಕೆ02). | ನಗರಸಭೆವತಿಯಿಂದ 
ನ ¥. i ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಹ - 
7 ನ್‌ ಮ re—T— ವ _ | 
8 ಇಳಕಲ್‌ ಎಫ್‌-ಎ.ಎರ್‌ ಮಾದರಿ: ₹ ಎಂಎರ್‌ಔ ವ್‌ 395 [ಮಯ [AC 17S ಪರನ 
) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳೆಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಉಳಿಕೆ ಎವ್ಪಿರಾನ್‌ಮೆಂಟಲ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್‌ಕೆಂ2). ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 
Y ಗ 
p ;- ; ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, 
EN ಫಳ Page Torz — ್‌ i; 
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ಹರಿಷ್ನತ ಗುತಿಗೆ ಖರ್ಚು 
ಕ್ರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಾ - 
> ಚಿಲೆ ಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು + ಷರ Kl 
ಸಂ. ನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಿ ್‌ K ! 
ಸ್ಟ (ರೂ.ಕೋಟಿ) 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 
7 Re ಗೆಡೆಗ- ೨4೫7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 757 [S/ಸ್‌ಪಎರಎರ್‌ 75.47 AT NE) 359 ಾಷಗಾರ ಪಗತಹತ್ತಡ 
ಬೆಟಗೇರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಡಿಜ೦1) - " |ಇನ್‌ಪ್ರಾಸ್ಪಕ್ಷರ್ನ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ 
ro ರಾದಾ ಬ ಾ [ 
ನ ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗೀರ್‌ 124x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 15.5 185 1.85 0.21 0.73 
(ಖ್ಯಾಕೇಜು-04ವೈಜಿಆರ್‌01). 
9 247 ನಿರಲತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾಲಿ 74.18 33 PRIS 78 108 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈಂ!) 
0 'ಬಿಜಯನುಗರ ಹೂಸಪೇಟ ಒಳಚರಂಡಿ ವೃವಸ್ಥ (ಪ್ಯಾಕೀಜು-0!ಪುಚ ಪಿಟಿ೧23) 13.97 7.66 2.16 0.49 0.5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಗತಿಯಿ ಲದ 
| 
~T 581 3d ESR ET) 1.02 ಾಮಗಾರಿ ಪಗಡೆ | 
್‌ | 
| 
7 ಾಯಜಾರು  ಾಯಬಾರಾ 4೫ ನರಂತರ ನೀರು ಇರಬರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ 4734 753 78 189 217 ಾಪಗಾರಿ ಪಗತಿಯಕ್ರದೆ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01) 
3 247 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 10.12 [3X 338 437 [ಾಾಷಗಾರ ಪ 
(0೩ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಂ1) | 
4 ' ಸಿರಧನೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ವವ ಹಾಗೂ'ಎಸ್‌ಟಪಿನರ್ಮಾಡ ದ23 11.69 9.52 2.66 1.45 
(ಪ್ಯಾಕೀಜು-03ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ02) . i 
| 
} 


ಅನುಬಂಧ. 


ಬ್ರಾಂಚ್‌-1 KTUUNIP- Talasw: 
EN & F : § ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
5 | | ಗ ವ ಹ (ಟೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
lk ಮೊ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಕಾಯ ತಿಕ ಪ್ರ 5 
pe ಸ er ಇಮಗಾರಿಯ ಹೆಶರು ಎನಿ ~ ಹೆಸರು: ನ ವಿ F) ನ್‌ 
| ಗರ/ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು (ಟೋಟಗಳಲಿ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 2019- | 2020 2 
| ps ಒಟ್ಟು id 1 | ?2(ಜನವರಿ2 
022 ರವರಗೆ) 
§ ಒಳೆಡರಂದ 108.43 13.01.2015 | 28072022 PNET 104.24 $34 7542 510 
j ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಂ 21 
2} (20 MLD and S. 395ರ 21.08.2015 | 301208 ಕಾಮಗಾರಿ 3550 100 [043 042 
pe Be: ಪೂರ್ಣ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾ ja : ಗೊಂಡಿರುತದೆ 
( ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ; ! py 
SE: [ | 
| ಆವರ ಸಗಟು ನೀರು 7 ಮಸ್ರಾರಾಮ್‌ ನಸ 82.05 “TOT08T0T | 30067022 93.35% 7635 687 | 605 pe 
ಪಾಲಿಕ) ಕಾಮಗಾರಿ ;'! ಡಿಆರ್‌ಎಸ್‌ (ಜಿಎ) 
4 23/7 ನೀರ ಮೆಸೊಹಯ್‌ 472719 18.05.2018 [37.01.2023 71.90% 296.56 1 750 TRATES 
ಸರಬರಾಜು 1 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈಲಿ ' 
| ಕಾಮಗಾರಿ 
[ 4 dl p 
[3 ಒಳಚರಂದ 8673 FI 31.08.2020 ಕಾಮಗಾರಿ 4.74 T8535 T3582 ವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (14 ಪೂರ್ಣ 
MLD) ತಾಜ ನೀರು ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಸ೦ಿಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ: 
RE ಭಾ ಸಗಟು ನೀರು 'ಮಸ್‌ತ್‌ಸೂರಪ್ಪಾ 2703 18.05.2077 37082070 ಕಾಮಗಾರಿ 2673 5.05 TTT 
ಸ ಶಾ ಲಿ ಪೂರ್ಣ 
A ನಗರಸಭೆ) ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
7 247 ನಹ ಮೆಷ್‌ 3073 01.05.2077 305307 ಕಾಮಗಾರಿ ERT 1738 655 
ಸರಬರಾಜು ಪ್ರ್ಯೈಲಿ ಪೂರ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿದ್ದು 
(Trial run 
| ಹಂತದಲ್ಲಿರುತದೆ) 
ಗ ಪದೆ ಸ | 


gS 


aa 


ಜು 


ಒಳಟರಂಔ ಮೆಸ್ರೀರಾಮ್‌ ಇಸಾ 83.43 16.04.2016 T 28022022 835% $1.07 1063 37 634 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (5 -ಯೂರೋಟೆಕ್‌ | } 
MLD) ತಾಜ್ಯ ನೀರು ಪ್ರೈಲೀಜೆಎ) | 
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ \ \ 
5 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸಗಟು ನ್‌ ಮೆಸೇತ್‌ ಸೊರ್‌ 832 18.05.2017 [T7208 “100% 6.372 0.23 ಹ್‌ 
(ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪುರಸಭೆ) ಹೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿರುತದೆ i 
ರ್‌ 2477 ನೀಡು ಮೆಗಸೀರಾವ್‌'ಇತಾ 7387 16.08.2077 | 37.03.2022 R383% 2025 337 TA 333 
X ಸರಬರಾಜು ಪ್ರೈ.ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
¥ ಸಗೆಟು ನೀರೆೌ`'ಮತುು ಮೆನೆವೋಲಿಯ 127.7 06.10.2617 | 10.10.2071 100%: (Trial 12713734 (7250 13.87 
pr ್ಸ ky 
24/1 ನೀರು ಪ್ರೈ.ಲಿ ರ 
ರಾಣೆಬೆಸೂರು ಸರಬರಾಜು ಹಂತದಲ್ಲಿರುತದೆ) 
ಕಾಮಗಾರಿ 1 
12] (ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಗಂಗಾಜಲ ಪೌಲ್‌ ಸನಿಲ್‌ 29.83 0509.20 | 28023022 ೫45% 2425 35 533 
ನಗರಸಭೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಎಂಜಿನೀಯರ್‌ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


[Sl ಸ ರ ಮಾವಾ ಆಫ 
SE ಗುಗ ಮೊತ್ತ | ದಿನಾಂಕ ಧಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ RNS 
ಗ ಬ ; ಹೆಸರು (ಕೋಟಿಗೆ 
He 2 ಳಲ್ಲಿ) 
IP TINS TINT 
[ 20 21 22 
| | ಕುಂದಾಪೌರ | 247 ಕುಡಿಯುವ | ಪಗಪ್ಷೀ ಸನರ್‌ 2810 | 15.2.2007 | 3005202 ಕಾಮೆಗಾರ ISA ST | 840 187 
(ಕುಂದಾಪುರ | ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣ 
ಹುರಸಭೆ) ಕಾಮಗಾರಿ ; ಪ್ರೈಲಿ ಗೊಂಡಿದ್ದು 
(Trial run 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) 
3 | 247 ಕುಡಿಯುವ | SETTER 73.85% 52.25 1540 | 37 TEE 
i ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಜೆಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಲಿ- ಜು 
|] " ಕಾಮಗಾರಿ :' ಸೂಯಜ್‌ ; | 
' ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ- : 
: ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಮ 
ಇನ್ರಾಟೆಕ್‌ 
| ಪೈ.ಲಿೀಜೆ.ಎ) ; 
3 ಸಗೆಟು`ನಾರು ಪೌರ ETT SIDE TIT 60.85% 75.79. | 33.67 | 33566 05 
| - | ಸರಬರಾಜು ಇನ್ವಾಟೆಕ್‌ ಪೈ.ಲ 
ಸುಧಾರಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಪರಾಹಿ) K 
A 45 MLD ನೀರು |  ಮ/ಸ್‌ವರಸ 50.80 31052027 7 30.05.2035 Pile test a1 ps pe 50 
| ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕ | ಇನ್ಟಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
|< %] RR 247 ಕುಡಿಯುವ ಮೆಸೋಯಡ್‌ 782 16.11.2018 10.06.2022 52.02% 4324 TAO TTT T0000 
ನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು | :ಪಜೆಕ್ಸ್‌ ಪೈಲಿ- 
ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಗಾರಿ ಮ 
} | ಸಃ | 'ಓಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈಲಿ- 
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[S 24೫7 ಕುದಿಯುವ 585.30 | T1220 | 25.08.2075 22.45%, SET STO SRT 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರೈಲಿ(ಜಿ.ಎ) | 
7 ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮೌ/ಔ.ಆರ್‌ಎಸ್‌ $4.56 | 06.06.2018 | 2707207] ಕಾಮಗಾರಿ 84.56 [726.20 | 1612 9.2% 
ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಇನ್ನಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ " ಪೂರ್ಣ | 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಬದಲೆ ಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ 
[8] ಒಳೆಚೆರಂದ ಮೌಸಂಫ್ರ್ಟ್‌ 41.84 | 28.01.2020 | 27.03.2072 8.75% 094 ~ SS 
ಮಂಗಳೂರು | ವವಸ್ಯೆಯ ie ಇನ್ವಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈಲಿ : | 
(ಮಂಗಳೂರು si | 
| ಮಹಾನಗರ 385) | 
% ಪಾಲಿಕಿ | ಪೌಂಗಳೊರುನೆಗರದ ಮೌ/ಸಿಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ 38.42 [28.01.2020 | 27042072 12.88% 550 - 373 2.77 
ವಲಯ 912413 ಕ್ಕೆ | ಐನ್ವಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈಲಿ | | 
ಒಳಚರಂಡಿ } | 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. | 
16 ಸುರತ್ತಲ್‌ ಮೆೆಬಿಆರ್‌ 72.76 | 06.06.2018 | 37.05.2022 86.65% 65.45 (KI | 21 3647 
ಒಳಚರಂಡಿ ಇನ್ಟಾಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 
ಪುನೇಶೇತನ ಮತು 
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ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು. ಸರಬರಾಟು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ | 


ಅನುಬಂಧ - 2 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 
ಕ ಸೆಗರ ಸಳೀಯ | ಕಾಮಗಾರಿಯ EN 2022 
pd ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ | ಮುಕ್ತಾಯ | ಭಾತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (%) | 
| ಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಿ iN Ras ಪಾ 2018-19 | 209-20 TIA TOE ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಸವ್‌ l ಖರ್ಚಾದ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 
ಗೆಡಗೆ ಮುಂಡರಗಿ 17.43 02.03.2018 7 02.09.2075 21% 1.45 3 2 TE 30 
H | H | { 
2 ಬಳ್ಳಾರಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 21.73 08.03.2018 | 08055015 48% 466 0.84 137 ೧.೨3 ರ್‌ ್‌ 
j 
| | | 
3 1 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೊಟ್ಟುರು 13.55 09.03.2018 [ 09.09.2015 3 IK 1.64 TRS 0.56 571 | 
ದ | ಮೇ॥ ಎ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ } | 
4 | ಬಾಗಲಕೋಟ | ಮಹಾಶಾಗವಾರ್‌ 1 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ್‌ & 10,84 05.03.2018 | 02.03.3019 1] ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ 133 1.53 137 D3 | 
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಗೊಂಡಿದ್ದು (Trial 
ಬಿಮಿಟೆಡ್‌, 6, | 
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ run i 
-! ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) i j 
ಬು s ಮಾ 
5 1! ಬಾಗಲಕೋಔ | ತಕದಾತ 16.18 05.03.2018 | 04.06.3019 40% 2.06 ೧೦8 30 [16 1 554 : 
6 | ರಾಯಚೂರು ಮುದ್‌ 31.29 07.03.2018 {7.092019 7% 33 181 0.47 0.57 671 
I - | 
ಸ f H 
7 | ಡಿದ ಕನ್ನಡ ಮುಲ್ಕ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ 1572 17.01.2018 | 17.07.2019 | ಸಾಮನಾಕ ಮಾವಾ ENF 3.30 230 044 KER 
3 1 ಸ f 
ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಿಕ್ಪನ್ಸ್‌ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ | i 
id i 
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7 ಕಂಪ್ಲಿ | 2319 | 13032018 773052019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 1 856 831 738 - 23.55 
| ಮೇ॥ ಶ್ರೀ. ಸುಭಾ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
f ಸೇಲ್ಸ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್‌ 
| | & ಕಾನ್ಸ್ಯಾಕ್ಸರ್ಸ್‌ f k 2 
UT rE ನ್‌ Sa 4 T y = p) ್ನ 93 
¢ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ | 17.00 14.08.2019 | 13.02.2021 70% 1,06 3.32 4.88 9.27 
Ey § ಟ್ಟು 166.35 2495 24.70 2059 TS 79.43 


( [ | 

| NA 

ಸ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ), 
9-ಪಟ್ಟಿಣಗಳು, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


